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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 453 

7 Σεπτεμβρίου 2007 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 


Αριθμ. 37034 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς 
«επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
ν. 3263/2004 κ.λπ. η εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τα προγράμματα 
μαζικού αθλητισμού στο δημοτικό γυμναστήριο» ΑΡ. 
ΜΕΛ.: 2/2007, προϋπολογισμού δαπάνης 237.191,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2007, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., (λήξη προθεσμίας υπο¬ 
βολής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσί¬ 
ας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρω- 
τόπαππα) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις δημοσίων έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π., Α2 Οικοδομικά και Α2 τάξη Η/Μ. 

4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 3.986,00 € 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς και να πληροφορηθούν για τη μελέτη του 
έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ηλιούπολης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (τηλ: 210- 
9970000) μέχρι 20.9.2007. 

Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει το μει¬ 
οδότη. 

Ηλιούπολη, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 


Αριθμ. 6103 

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας διακηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό με το σύστημα υποβολής κλειστών προσφορών 


με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης χωρίς όριο για την 
εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και κα¬ 
ταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες» του 
Δήμου Χαλκηδόνας. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ΕΥΡΩ 
(198.135,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: την 
9.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο 
Χαλκηδόνας, στην οδό Τέρμα Εθνικής Αντίστασης, στο 
2ο όροφο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) από την 
αρμόδια επιτροπή Δημοπρασιών. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 
9.10.2007. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την Τρίτη 11.9.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 
π.μ. έως 14:30 μ.μ. από την αρμόδια υπάλληλο Γριζανίτη 
Κυρατσώ, τηλ. 23910/22100. 

Χαλκηδόνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 4828 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα προμηθειών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σύντμηση χρό¬ 
νου λόγω του κατεπείγοντος του διαγωνισμού, και με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
μειοδότη για την καθαριότητα των κτιρίων των Υπηρε¬ 
σιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας προϋ¬ 
πολογισμένης δαπάνης 68.300 € περίπου, με Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 
2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στη Δ/νση Οικο¬ 
νομικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας (Πλ. Ελευθερίας 
3 ΛΑΜΙΑ, 3ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 1.10.2007, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας, στην ανω¬ 
τέρω διεύθυνση και στο τηλέφωνο 22310-67232 κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Λαμία, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 
Ε. ΚΑΡΠΕΤΑΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 41560 

Ο Δήμαρχος Περιστεριού προκήρυσσει ανοικτό μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό σφραγισμένες προσφορές με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα 
με τις διατάξεις των, ν. 2286/1995, ν. 2307/1995,2539/1997, 
ν. 3463/2006, π.δ. 60/2007 και υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουρ¬ 
γική απόφαση για την προμήθεια μεταλλικού λυόμενου 
μεταφερόμενου οικίσκου για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 28.9.2007 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως και 11:30 π.μ. με τη λήξη 
παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκι¬ 
νήτων του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές προμηθευτές εται¬ 
ρείες Μελετητικές - κατασκευαστικές, εργοληπτικές 
και γενικά εταιρείες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στο 
αντικείμενο των εργασιών τους το ζητούμενο είδος, 
όπως και τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα. 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 160.000 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει δε την 
υπό κωδικό αριθμό 20.7135.207 (160.000 €) πίστωση του 
προϋπολογισμού του έτους 2007 του Δήμου. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο 5% της επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. 

Όλα τα στοιχεία της σχετικής μελέτης με αριθμό 
20/2007 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση 
Μηχανολογικού, Τμήμα Μελετών και εκτέλεσης Έργων, 
Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ. 121 35 αρμόδιος υπάλληλος ο 
Δημήτρης Μπούας τηλ. 210 5785137. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον οικείο φο¬ 
ρέα. 

Περιστέρι, 5 Αυγούστου 2007 

Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ 

Αριθμ. 4667 

Ο Δήμαρχος Δυστίων: 

1. Διακηρύσσει ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδό- 
χου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση δικτύων 
ύδρευσης Πετριών και Αργυρού» του Δήμου Δυστίων 
σύμφωνα με 


α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 και 
των κανονιστικών πράξεων (π.δ. και υ.α.) που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεσή τους και β) τους όρους του παρόντος 
τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους Εργολήπτες 
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη του ανα- 
δόχου της κατασκευής του έργου με 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός: 36.652,80 ΕΥΡΩ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 34.000,00 Ευρώ. 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ 6.964,03 Ευρώ. 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 
2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1884 όπως ισχύει με τους 
όρους του ν. 3263/2004. 

2. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται την 25η ημέ¬ 
ρα Τρίτη του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2007, με 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου ΔΥΣΤΙΩΝ, από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή του διαγωνισμού, εκτός και αν η επίδοση των 
προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά από 
την ώρα αυτή. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός, για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα 
διεξαχθεί στις 28.9.2007 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα. 

3. Η υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό απο¬ 
τελεί τεκμήριο ότι, ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημο- 
πράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες 
στα ΜΕΕΠ. για τις τάξεις πτυχίων από Α1 έως 1η εντός 
Νομού, από Α1 έως 1η Πανελλήνια για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙ¬ 
ΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Νομαρχιακό Μητρώο του Νομού Εύβοιας για ανάληψη 
ανάλογων έργων. 

4. Η εγγύηση, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στο δημοπρατούμενο προ¬ 
ϋπολογισμό, δηλαδή, στο ποσό των 733,06 Ευρώ, και 
πρέπει να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. (ΔΥΣΤΙΩΝ) και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισοτόπου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακατ/κών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 23 και 27 παρ. 6 
του π.δ. 609/1985. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, 
Δεν επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότε¬ 
ρη 210 (διακόσιες δέκα) ημέρες από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

5. Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 
121/2007 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., όπως συντάχθηκε και θε¬ 
ωρήθηκε, και βρίσκονται διαθέσιμα στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. - Νομού Εύβοιας, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα 
συμπληρωθεί οπό τους διαγωνιζόμενους διατίθεται 
στα γραφεία του Ο.Τ.Α. - Δήμος Δυστίων, όπου οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν, εφόσον ζητηθούν 
τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ημερομηνία υποβο¬ 
λής των προσφορών, δηλ. ημέρα Πέμπτη 20η του μήνα 
Σεπτεμβρίου του έτους 2007, (χωρίς να προσμετράται 
η ημέρα του διαγωνισμού). 

Κριεζά, 27 Αυγούστου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ 
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( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 41561 

Ο Δήμαρχος Περιστεριού προκηρύσσει ανοιχτό μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα 
με τις διατάξεις των, ν. 2286/1995, ν. 2307/1995,2539/1997, 
ν. 3463/2006, π.δ. 60/2007 και υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουρ¬ 
γική απόφαση για την προμήθεια ελαιολιπαντικών τις 
ανάγκες των οχημάτων του Δήμου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 28.9.2007 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ. με τη λήξη 
παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκι¬ 
νήτων του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα 
τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας 
ελαιολιπαντικών. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 
45.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύ¬ 
νει δε τις με κωδικό αριθμό 10.6641.20 (20.000 €) και 
20.6641.201 (25.000 €), πιστώσεις τον οικονομικού έτους 
2007 του Δήμου. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο 5% της επί του προϋπολογισμού της αξίας των 
ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. 

Όλα τα στοιχεία της σχετικής μελέτης υπ’ αριθμ. 
19/2007 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση 
Μηχανολογικού, τμήμα Μελετών και εκτέλεσης Έργων, 
Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ. 121 35 αρμόδιος υπάλληλος ο 
Δημήτρης Μπούας τηλ. 210 5785137. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον οικείο φο¬ 
ρέα. 

Περιστέρι, 5 Αυγούστου 2007 

Με εντολή Δημάρχου 

Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

Αριθμ. 9283 

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού δικτύου 
τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Μεσσάτιδος». 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας 209 Οβρυά, Νομού Αχα- 
ίας. 

Ταχ. Κώδικας: 26500 

Τηλέφωνο: 2610525774, 2613600913. 

Ραχ: 2610525675 

Θ-ΠΊ3ΙΙ: ΠΠΘ353ΐί5@0ΐθηθ1.9Γ 

2. Κατηγορία, στόχοι και Περιγραφή του έργου 

Στόχος του έργου 

Βασικός στόχος του έργου είναι η διασύνδεση των 
κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Δήμου με 
τον πλησιέστερο κόμβο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ο οποίος είναι εγκα¬ 
τεστημένος στο κεντρικό Δημαρχιακό Κτήριο, με σκοπό 
την επέκταση και επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών 


δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας του Δημοσίου Δικτύου Δεδομένων «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
στους χρήστες των παραπάνω κτηρίων. Ο στόχος θα 
επιτευχθεί με το σχεδίασμά και υλοποίηση ενός επεκτά- 
σιμου σε επίπεδο Δήμου ή ΤΕΔΚ ευρυζωνικού δικτύου 
πρόσβασης στο φυσικό επίπεδο (1) (031 ΕβγθΓ 1), με 
χρήση κυρίως ασυρματικών ζεύξεων, καθώς και πιθανών 
χάλκινων καλωδίων και οπτικών ινών, ουδέτερου ως 
προς τις τεχνολογίες μετάδοσης τη διαχείριση και τον 
ανταγωνισμό. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η δια¬ 
σύνδεση σε επίπεδο 2 και 3 των παραπάνω κτηρίων και 
των χρηστών με την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία 
των απαραίτητων ενεργών συσκευών. 

Περιγραφή του έργου 

Το προκηρυσσόμενο τοπικά έργο είναι ενταγμένο στην 
ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζω- 
νικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
της Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της κατηγορί¬ 
ας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης» του Μέτρου 4.3: 
«Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και 
τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ. 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι 

α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής 
λειτουργίας υποδομών εξοπλισμού ασύρματης και κατά 
περίπτωση ενσύρματης δικτύωσης και πρόσβασης 

β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής 
λειτουργίας υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξο¬ 
πλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και 

γ) λειτουργική διασύνδεση του παραπάνω δικτύου 
πρόσβασης με το πλησιέστερο σημείο παρουσίας του 
Δημόσιου Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τη διάθεση των βασι¬ 
κών δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προστι¬ 
θέμενης αξίας όπως αυτές καθορίζονται από το δίκτυο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε Εξήντα 
έξι χιλιάδες διακόσια δύο ΕΥΡΩ (66.202,00 €) συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% ο οποίος βαρύνει τον 
εργοδότη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο - του 
Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από 
Εθνικούς Πόρους. 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας 
ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφρά σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Στην Έδρα του Δήμου Μεσσάτιδος και όπου επιβάλ¬ 
λεται από τη φύση του παρόντος έργου. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Φυσικά η νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις 
ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε., του Ενιαίου Ευρωπαϊ¬ 
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) όπως και χωρών που έχουν υπογρά¬ 
ψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΈ. και του 
(Ε.Ο.Χ.) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμ- 
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βαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 6 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την 
έδρα του Δήμου Μεσσάτιδος όλες τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες: 

Δ/νση: Δημοκρατίας 209, Οβρυά Τ.Κ. 26500 

Τηλέφωνα: 2610525774 και 2613600913 

Υπεύθυνος: Κωτσόπουλος Χρήστος. 

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύ¬ 
θυνση ήίΐρ://\ΛΛΛΛ/ν.ίηΐθ5θθ.ς|ΐ' και στη διεύθυνση όΐΐρ://Γυ6. 
0ΐί.9Γ/0Γ03ά03ηά/θΙΙ/ρΓ0ΐ<ίπΙ<5ί ρΙΟδ.ρίιρ (Τεχνικός Σύμβου¬ 
λος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος). 

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬ 
σφορών 

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχο- 
ντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία 
του Δήμου μέχρι την 9.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα 
του Δήμου Μεσσότιδος, Δ/νση: Δημοκρατίας 209, Οβρυά, 
Τ.Κ. 26500, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και 
ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση. 

γ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υποβάλ¬ 
λονται με ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) ακριβές αντίγραφο 
και δύο (2) ηλεκτρονικά αντίγραφα σε Οϋ ΒΟΜε. Προ¬ 
σφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν 
γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Δήμου Μεσσάτιδος, Δ/νση: Δημοκρατίας 
209, Οβρυά, Τ.Κ. 26500, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής την 9.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί 
να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων 
αναδόχου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υπο¬ 
ψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 
τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκο ευρώ και δέκα λεπτά 
(3.310,10 €) (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.). 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το 
Δήμο Μεσσάτιδος και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

11. Ισχύς των προσφορών 

Τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επομένη 
της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

12. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
για δημοσίευση 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως είναι η 7.9.2007. 


13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 

Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από το 
ακόλουθο νομικό πλαίσιο στο βαθμό που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊ¬ 
κού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων. Διέπεται 
από τις διατάξεις του π.δ. 370/1995, τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β'/185/23.3.1993) υπουργι¬ 
κής απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις των ν. 2286/1995 
(ΦΕΚ 19/Α71995), 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247), τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α728.9.1999), 
την υπ’ αριθμ. Π1/2830/7.8.2001 απόφαση (ΦΕΚ 1093/ 
Β721.8.2001) και τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 
251/Α714.11.2000). 

14. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθυνθούν στο Δήμο Μεσσάτιδος Τηλέφωνα: 
2610525774 και 2613600913 Υπεύθυνος: Κωτσόπουλος Χρή¬ 
στος - Φαξ 2610525675 - Ε-πίθΜ: ίιπδΐ05ΐ<0ΐ30ρ@γ3ΐΊ00.9Γ. 

Οβρυά, 30 Αυγούστου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΤΣΙΔΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Αριθμ. 16040 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας αφού έλαβε υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α71995) «Προμήθειες του 
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

2. Του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α71995) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο». 

3. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α71995) άρθρο 84 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κρά¬ 
τους και άλλες διατάξεις». 

4. Του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α74.12.1996) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.). 

5. Του ν. 2955/2001 «Περί Προμηθειών των Νοσοκομεί¬ 
ων και λοιπών Μονάδων Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π.». 

6. Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 

7. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι¬ 
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

8. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

9. Την υπ’ αριθμ. 33/22.12.2006 (θέμα 10ο) απόφαση Δ.Σ. 
πρώην ΔΥΠΕ Στ.Ελ. για χορήγηση εξουσιοδότησης διενέρ¬ 
γειας διαγωνισμών ενταγμένων στο ΕΠΠ 2006-Πιστ.2007. 

10. Την υπ’ αριθμ. 19/3.5.2007 (θέμα 18ο) απόφαση Δ.Σ. 
Νοσοκομείου για διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης 
προμηθευτών Συσκευών Χορήγησης Ορών. 

11. Και λοιπές περί προμηθειών διατάξεις, προκηρύσσει: 

Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την ανάδειξη προμηθευτών Συσκευών Χο¬ 
ρήγησης Ορών για τα Νοσοκομεία της πρώην ΔΥΠΕ 
Στ. Ελλάδας. 

Προϋπολογισμός δαπάνης (150.000,00) εκατόν πενήντα 
χιλιάδες € με Φ.Π.Α. για ένα έτος από πιστώσεις των 
Νοσοκομείων. 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η 
Χαμηλότερη τιμή. 
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Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12.00' μ. στο γραφείο Προμηθειών του 
νοσοκομείου ενώπιον αρμοδίας επιτροπής. 

Προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ερ¬ 
γάσιμη μέρα του διαγωνισμού και ώρα 14.00' μ.μ. στη 
Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Τεύχη Διακήρυξης διατίθενται από το Γρ. Προμηθει¬ 
ών του Νοσοκομείου εργάσιμες μέρες και ώρες έναντι 
ποσού αντικαταβολής (20) είκοσι Ευρώ. 

Πληρ/ρίες: Γρ. Προμηθειών - Ταχ/κή Δ/νση Πήλικα 28 
- 34100 Χαλκίδα. (Τηλ· 22210-29700). 

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων η 4.9.2007. 

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει για μεν την Εφημερίδα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για δε 
τον τοπικό και Αθηναϊκό τύπο το Νοσοκομείο Χαλκίδας. 

Χαλκίδα, 31 Αυγούστου 2007 

Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 4728 

Ανακοινώνεται ότι την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., θα διενεργηθεί 
ανοιχτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη 
σίτιση εκατόν δεκαπέντε (115) μαθητών του Μουσικού 
Γυμνασίου Ιωαννίνων, κατά το διδακτικό έτος 2007-2008, 
συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο 307 του Διοικη¬ 
τηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται στην ανωτέρω Υπηρεσία, τις εργάσιμες ώρες και στο 
τηλέφωνο 2651 0 87307 - Πληροφορίες: Τσεπέλης Ιωάν¬ 
νης - Γκαρανάτση Βασιλική ή στην ηλεκτρονική σελίδα 
της Ν.Α. Ιωαννίνων και στη διεύθυνση νννννν.ηοπιίοαη.ρΓ. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τη Νομαρχιακή Αυ¬ 
τοδιοίκηση Ιωαννίνων. 

Ιωάννινα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Νομάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 4225 

Ανακοινώνεται ότι την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., θα διενεργηθεί ανοιχτός 
δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών 
πετρελαιοειδών των Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού Ιωαννίνων, για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2008, συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού 5.394.460,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτίριο του Διοικητηρίου 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (Τμήμα προ¬ 
μηθειών - γραφείο 307 - 2ος όροφος). 


Γ ια την παραλαβή της διακήρυξης, περίληψη της οποί¬ 
ας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 4.9.2007, καθώς και περισ¬ 
σότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην ανωτέρω Υπηρεσία, τις εργάσιμες 
ώρες και στο τηλέφωνο 26510 87307. 

Πληροφορίες: I. Τσεπέλης, Β. Γκαρανάτση. 

Ιωάννινα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Νομάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ©ΙΝΑΛΙΩΝ 
Αριθμ. 314 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 
Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αχαράβη Δήμου Θιναλίων, 

Τ.Κ. 49081. 

Σημείο επαφής: Γ ραφεία Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ και Τ.Υ.Δ.Κ. 
Κέρκυρας. 

Τηλέφωνο 26630 64622, 26630 63353 
Ραχ: 26630 64400, 26630 63669 
Πληροφορίες: Νίκος Παργινός 
Ε-ΓΊΠθΜ: ΠίΙ<03@ρ3Γ9ίη05.9Γ 

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και οι τεχνικές προδι¬ 
αγραφές και τα συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέ¬ 
σιμα από τα παραπάνω σημεία επαφής. Οι προσφορές 
και οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στο Δημαρ¬ 
χείο Παξών Γάιος Παξών, Τ.Κ. 49082. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II. 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
και ο τόπος της παροχής των υπηρεσιών είναι ο ΔΗΜΟΣ 
ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Συμβούλου προκειμένου να υποστηριχθεί και 
να υποβοηθηθεί το έργο της Τ.Υ.Δ.Κ. Κέρκυρας στην 
τεχνική επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών του έργου 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗ¬ 
ΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ» και να διασφαλιστεί, 
κατά το εφικτό, η άρτια, έντεχνη, εμπρόθεσμη περαίωση 
του αντικειμένου των παρακάτω υποέργων (ανεξάρτη¬ 
τες εργολαβίες): 

Ιο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΧΑΡΑΒΗΣ - 
ΡΟΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ Το υποέργο αφορά στην: 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΡΟΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΧΑΡΑΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ. 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ, ΚΑΤΑΘΛΙ- 
ΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. 

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
Το υποέργο αφορά στην: 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙ¬ 
ΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ. 
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• ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΕΠΙΛΟΓΕΑ, ΑΠΟΝΙΤΡΟ- 
ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΕΡΑ. 

• ΕΡΓΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΙΟ¬ 
ΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

- ΕΡΓΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ - ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (ΒΥ ΡΑ38) - ΕΡΓΑ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

- ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

• ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

11.1.2. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 

α) Συνολική: 129.519,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (ή 154.127,61 € 
με Φ.Π.Α. 19%). 

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης - Υπηρεσίας 

- αμοιβή 81.549,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία 13 του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 

- μελέτες υδραυλικών έργων 

- αμοιβή 28.782,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία 9 του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 - 
μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες. 

- αμοιβή 19.188,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία 18 του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 

- χημικοτεχνικές μελέτες. 

11.1.3. Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης 

Τμήμα III 

Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 3.085,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμ¬ 
βασης). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο 
ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της 
σύμβασης). 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω¬ 
ση σε ποσοστό 80%, από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 
3,75% και από την ίδια συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
σε ποσοστό 16,25%. (αριθμ. έργου Κ.Α. 2006ΕΠ02230081). 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής Προκήρυξης 
και στο άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

Β: Συμμετοχή στο διαγωνισμό 

1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των 
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους 


της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του άρθρου 
21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην 
παράγραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. Οι απαιτήσεις για την τεχνική και επαγ¬ 
γελματική ικανότητα των διαγωνιζομένων αναφέρονται 
στο άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης, 
τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγ¬ 
γελματικής ικανότητας αναφέρονται στην παράγραφο 

21.3 του άρθρου 21. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

2.1. Ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 
μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του 
άρθρου, του ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του δια¬ 
ταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

- στην κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες υδραυλικών 
έργων), πτυχία τάξεων Β' ή Γ' 

- στην κατηγορία μελέτης 9 (μηχανολογικές, ηλεκτρο- 
λογικές, ηλεκτρονικές μελέτες), πτυχία τάξεων Γ 

- στην κατηγορία μελέτης 18 (χημικοτεχνικές μελέτες), 
πτυχία τάξεων Β' ή Γ'. 

2.2. Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

2.3. Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 

18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει τη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στην 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ- 
ματικά/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του ν. 3316/2005, ως εξής: 

- για την κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες υδραυλικών 
έργων), τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης 9 (μηχανολογικές, ηλε- 
κτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες), τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος με 12ετή εμπειρία. 

2.4. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. Β.1 εμπίπτοντας του¬ 
λάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. Β.2, δια¬ 
φορετικά όλη η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στε¬ 
ρείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η 
σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 
κατηγορίες μελετών. Εφόσον η σύμπραξη εκδηλώνεται 
στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττό- 
ντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή 
αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

2.5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να 
συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος 
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κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

ΤΜΗΜΑ IV 
Α. Διαδικασία. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Την πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του 
γενικού και ειδικού αντικειμένου της ζητούμενης υπη¬ 
ρεσίας με βαρύτητα 30%. 

2. Την οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας 
παροχής υπηρεσίας, την πληρότητα, αποτελεσματικότη¬ 
τα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας και τα προσόντα του 
συντονιστή (ποιότητα προσφοράς) με βαρύτητα 45%. 

3. Την οικονομική προσφορά με βαρύτητα 25%. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγρά¬ 
φων και πληροφοριών 3.10.2007. Υπάρχει δυνατότητα 
ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την 
υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 9.10.2007 
και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι 
προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δι¬ 
αγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 120 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και 
το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό, ήτοι στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, 
από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν, 
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια- 
νωνισυού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

Αχαράβη Κέρκυρας, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

Αριθμ. 4610 

Ο Δήμαρχος Ερμιόνης διακηρύσσει ότι την 2η του 
μηνός Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Ερμιόνης θα διεξαχθεί ανοιχτή δημοπρασία με 


το σύστημα Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΡΔΙΖΑΣ». 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση του 
έργου διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2229/1994 
ν. 2052/1992, ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, 
ν. 3212/2003, ν. 3263/2004, ν. 3316/2005. Τις διατάξεις 
του άρθρου 15 ν. 2328/1995 τις διατάξεις του ν. 1642/1968 
άρθρο 27 ν. 2166/1993, ν. 2362/1995, ν. 3021/2002 άρθρ. 8 
ν. 2741/1999, το π.δ. 609/1985, π.δ. 286/1994, π.δ. 358/1994, 
π.δ. 210/1997, π.δ. 285/1997 και π.δ. 218/1999. 

Ο Προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου με βάση την υπ’ αριθμ. 130/2007 μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Αργολίδας ανέρχεται στο πόσο των 84.032,62 
Ευρώ (Με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία. 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π., τάξης Α1, Α2 για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ανάλογης 
τάξης και άνω για την κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙ¬ 
ΑΣ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 

3 Αλλοδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ή κοινοπραξίες αυτών, που να καλύπτουν το τεχνικό 
αντικείμενο προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. από 
χώρες του Ε.Ο.Χ. από τρίτες χώρες οιο οποίες έχουν 
συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. ή από χώρες 
του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που κυ- 
ρώσαν συμφωνία περί δημοσιών συμβάσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου δηλ σε 1680,65 
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ερμιόνης. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενή¬ 
ντα) ημερολογιακές ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από το Δήμο Ερμιόνης κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες ενώ θα συμπληρώνουν την οικονομική 
προσφορά τους σε σφραγισμένο έντυπο που θα χορη¬ 
γεί ο Δήμος Ερμιόνης. 

Ερμιόνη, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αριθμ. 61581 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α78.6.2006), της υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 απόφασης 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 185/Β723.3.1993) «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και 
του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α'/1.2.1995), με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 
τερη προσφορά, για την προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου 
μετά ανυψούμενης ειδικής πλατφόρμας (καλαθοφόρο), 
προϋπολογισμού 87.000,006, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 19% και αναλυτικότερα: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.109,24 € 

Φ.Π.Α. 19% 13.890,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 87.000,00 € 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτη¬ 

τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Αχαρνών 
(Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα -136 71 Αχαρνές), ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Διενεργούμενων 
Προμηθειών, την 26.9.2007, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 
π.μ. -10:30 π.μ,, που θα συσταθεί στο γραφείο της Προϊ- 
σταμένης Εξόδων (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιο- 
δήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
παραδίδονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυ¬ 
σικά και νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την 
κατασκευή, εμπορία και διάθεση αυτοκινήτου μετά 
ανυψούμενης ένδικης πλατφόρμας (καλαθοφόρο), που 
παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα οποία πρέπει 
να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνι¬ 
σμού τα αναφερόμενα, στο άρθρο 5 των όρων διακή¬ 
ρυξης, δικαιολογητικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, δηλαδή 87.000,00 χ 5% = 
4.350,00 €, με ανοικτή ημερομηνία προθεσμίας και επι¬ 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες του Δήμου ή χώρος που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες 
(08:00 π.μ. -14:00 μ.μ.) στο τηλ.: 210.24.15.469, αρμόδιος 
υπάλληλος Παναγιώτης Μπάσιος. 

Αχαρνές, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 73291/4728 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 27 
Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
- 10.30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βενι- 
ζέλου 45, 3ος όροφος, γρ. 304), ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή επαναληπτική δη¬ 
μοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση 
προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή, για την προμήθεια άμμου ποταμού (κοσκινι¬ 
σμένη) για τις ανάγκες των Δ/νσεων Οδοποιίας, Κατ/ών 
Αρχ/κών Έργων, Πρασίνου, Ηλεκ/κού, π.δ. 102.000,00 € 
με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
11389/1993 υπουργικής απόφασης. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 4.10.2007 η μέρα 
Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 11.10.2007 και ώρα 9.00 π.μ. στο γραφείο 304, από 
την αρμόδια Επιτροπή. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασχο¬ 
λούνται με την εμπορία των υπό προμήθεια ειδών, γραμ¬ 
μένοι στα Οικεία Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της Υπηρεσίας με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο 
κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή 
ΙΟμηνης ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα. 

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τη σχετική δι¬ 
ακήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από τη 
Δ/νση Οδοποιίας του Δήμου Θεσ/νίκης, οδός Παπαρρη- 
γοπούλου 7, όροφος 3ος, γραφείο 305, τηλ.: 2310/530-355 
εσωτ.: 137, αρμόδια: Ουρανία Κατσίκα, όλες τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες από 7:30' π.μ. -14:00' μ.μ. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 28 Σεπτεμβρίου 2007 και ώρα 8.00 π.μ. - 8.30 π.μ. 

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος 
Α. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 73293/4722 

1. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομέ- 
νων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου «Ολοκλήρωση Κτιριακών Έργων ΚΙ, Κ2 και 
Κ5 στην Αλάνα της Τούμπας», προϋπολογισμού μελέτης 
(1260.000,00 €) ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα 
χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 


α. 

Οικοδομικές εργασίες: 

635.495,12 € 

β· 

Εργολαβικό Όφελος 18%: 

114.389,12 € 

Υ· 

Απρόβλεπτα 15%: 

112.482,64 € 


Σύνολο (α+β+γ): 

862.366,88 € 

δ. 

Ηλεκτρομηχανολογικά: 

128.893,34 € 

ε. 

Εργολαβικό Όφελος 18%: 

23.200,80 € 

στ. 

Απρόβλεπτα 15%: 

22.814,12 € 


Σύνολο (δ+ε+στ): 

174,908,26 € 

ζ· 

Σύνολο εργασιών: 

1.037.275,14 € 

Π· 

Αναθεώρηση: 

21.548,39 € 

0 . 

Φ.Π.Α. 19%: 

201.176.47 € 


Σύνολο (ζ+η+θ): 1.260.000,00 € 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός Αγ- 
γελάκη 13, (Πληροφορίες Γυμνόπουλος Γρηγόρης τηλ.: 
2310 296 871), μέχρι τις 20.9.2007 (Αφού οι δημοπρασίες 
διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέ¬ 
μπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε δέκα (10) ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β'. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25 Σεπτεμβρίου 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. - 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης) στο γραφείο 304 του Κεντρικού Καταστήματος, 
Βενιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή 
δημοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το Σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

I) Μεμονωμένες εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 
4η εντός Νομού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών και 

II. Α2η τάξη και άνω γιο έργα κατηγορίας ηλεκτρομη- 
χανολογικών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
15 του ν. 3212/2003, βάσει της οποίας, εφόσον η εργο¬ 
ληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της 
κύριας κατηγορίας του έργου και είναι εγγεγραμμένη 
στις άλλες κατηγορίες, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια 
για τις λοιπές κατηγορίες του έργου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

II) Κοινοπραξίες εονολππτικών επιχειοήσεων: 

α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις τάξεις 2η, 3η ανεξαρτήτως έδρας ή 4η 
εντός Νομού έδρας και σε ένα γειτονικό ή 1η αναβαθ¬ 
μισμένη για την Κατηγορία των οικοδομικών έργων με 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις 
Α2η, 1η ανεξαρτήτως έδρας ή 2η εντός Νομού έδρας 


και σε ένα γειτονικό για την κατηγορία των ηλεκτρο- 
μηχανολογικών έργων του ΜΕΕΠ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα Ευρώ (20.750,00 €) και χρόνου 
ισχύος τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερολογιακών 
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Νέο Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» και από 
ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
με το αρμόδιο όργανό του, τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΑΝΑΣΤ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

06 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Αριθμ. 16292 

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας διακηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την 
υλοποίηση της δημοσιότητας του έργου: «Κατασκευή 
Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδά- 
των Πόλης Σαλαμίνας». 

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και 
ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
προκήρυξη και μετά από παρέλευση τριάντα πέντε 
(35) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο. 

Ο συνολικός προΰπ/σμός του προκηρυσσόμενου έργου 
ανέρχεται στον ποσόν των 64.974,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτρο¬ 
πή διενέργειας διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγη¬ 
σης των προσφορών. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφο¬ 
ρές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη 
το αργότερο μέχρι 15.10.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Σ/λίου του Δήμου 
Σαλαμίνας και συγκεκριμένα στη Λ. Κ. Καραμανλή 1 και 
Αμμοχώστου (2ος όροφος). 

- Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προανα- 
φερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
δεν περιλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής 
αποστολής του επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται 7 δημόσια. 

- Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύ¬ 
ουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις μή¬ 
νες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερο¬ 
μηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελ¬ 
ληνική γλώσσα. 

- Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση 
σε δύο ημερήσιες τοπικές Οικονομικές Εφημερίδες του 
ελληνικού τύπου και στο ΦΕΚ. 

- Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκή¬ 
ρυξης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν το Δήμο Σα¬ 
λαμίνας. 
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- Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Σαλαμίνας. 

- Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυ¬ 
ξης, αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης και σχετικό 
πληροφοριακό υλικό διατίθενται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 2ο 
όροφο. 

Τηλέφωνο: για πληροφορίες: Γκλίστη Ελένη τηλ. 
210 4646138. 

Σαλαμίνα, 29 Αυγούστου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 

Αριθμ. 1433 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πωγωνιανής, διακηρύσσει 
ότι, διενεργείται δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγω¬ 
νισμός, βάσει της υπ’ αριθμ. 104/2007 Α.Κ.Σ. Πωγωνιανής, 
με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προφο¬ 
ράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο προσφοράς, του άρθρου 4 παρ. 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑ¬ 
ΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Κ.Α. ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ», 
προϋπολογισμού δαπάνης 131.432,07 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των ποσών για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του ν. 2229/1994, 
του ν. 2576/1998, του ν. 2940/2001, του ν. 2471/1998, του 
ν. 3463/2006, του ν. 3263/2004 και των π.δ. 609/1985, 
171/1987, 410/1995, 305/1996 και 218/1999. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.10.2007, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 09:00 π.μ. ως 10:00 π.μ., στο γραφείο της 
Κοινότητας Πωγωνιανής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνι¬ 
σμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 11.10.2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότν έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας οικοδομικά με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή 
2.188,00 €, απευθυνόμενη στην Κοινότητα Πωγωνιανής. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πο¬ 
σοστό 12%. 

Τα σχετικά με το έργο τεύχη δημοπράτησης, έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς κ.λπ. θα παρέχονται από 
την Κοινότητα Πωγωνιανής όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (07:00 π.μ. ως 14:30 μ.μ.) μέχρι και τη Δευτέ¬ 
ρα 1.10.2007, προσκομίζοντας ο κάθε ενδιαφερόμενος 
απόδειξη κατάθεσης ποσού 50,00 €, υπέρ της Κοινό¬ 
τητας Πωγωνιανής, από την Ταμειακή Υπηρεσία της 
Κοινότητας. 

Πωγωνιανή, 31 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Αριθμ. 41386 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας με διεύθυνση Π. Τσαλδάρη 10, 
τηλ. 210.4278120 - 210.4278129, ΡΑΧ 4278120 - Τ.Κ. 184 50, 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υπ. απ. 11389/1993) 
για την προμήθεια πρωτογενών λιπαντικών για τις ανά¬ 
γκες του Δήμου για το έτος 2007, προϋπολογισμένης 
δαπάνης € 51.116,62 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τρι¬ 
άντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο στο γραφείο Προμηθειών 
τηλ. 42.78.100 εσωτ. 126. 

Η ανάλογη αίτηση θα κατατίθεται στο Δήμο το αργό¬ 
τερο 6 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφό¬ 
σον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο 
σύνολο της προμήθειας. Οσοι συμμετάσχουν στο δια¬ 
γωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές 
τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών 
που προσφέρουν, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα κοι¬ 
νοτικής προέλευσης. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο και συγκεκριμένα 
στο γραφείο Προμηθειών αφού πρωτοκολληθούν, στις 
26.9.2007 ημέρα Τετάρτη. 

Η Δ/νση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσης προκήρυξης. 

Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα, οι άλλες θα αποκλείονται. 
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Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και ελέγ¬ 
χου των τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια επι¬ 
τροπή ορίζεται η 28.9.2007 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
10:45 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 5.10.2007 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
10:45 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία, δαπάνης, 
ήτοι € 2.555,84. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Νίκαια, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Δ.Ε. 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΗ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Αριθμ. 20741 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας - Αττικής προκηρύσ¬ 
σει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρο¬ 
νικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων ως 
εξής: 


Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

Μ.Μ. 

ΠΟΣΟ¬ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

Μ0ΝΑΔ0Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

37 

600.00 

22.200.00 

Α2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 

800.00 

2.400.00 

Α3 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΙΝΚϋΕΤ ΟΟΕΟΠ Α3 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 

400.00 

3.200.00 

Α4 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΙΝΚϋΕΤ ΟΟΕΟΠ Α4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 

160.00 

2.720.00 

Α5 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΑ5ΕΠ Α4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 

325.00 

1.300.00 

Α6 

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΓΤ ΟΘΟΝΗ 17 ΙΝΤΣΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 

140.00 

1.260.00 

Α7 

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΓΤ ΟΘΟΝΗ 19 ΙΝΤΣΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

250.00 

250.00 

Α8 

50ΑΝΝΕΠ ΟΟΕΟΠ. ΕΙ5Β 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

300.00 

300.00 

Α9 

51Λ/ΙΤ0Η & ΡΟΠΤ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 

100.00 

500.00 

Α10 

5ΝΛ/ΙΤ0Η 24 ΡΟΠΤ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

270.00 

270.00 

Α11 

ΗΑΠϋ ϋΙ5Κ. ΕΙ5Β 250 ΜΒ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

110,00 

110.00 

Α12 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΑ5ΕΠ ΟΟΕΟΠ Α4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

3.300.00 

3.300.00 





ΣΥΝΟΛΟ 

37.810.00 





Φ.Π.Α. 19% 

7.183.90 





Γ. ΣΥΝΟΛΟ 

44.993.90) 


Τα παραπάνω είδη καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρε¬ 
σιών του Δήμου και έχουν συνολική προϋπολογισθείσα 
αξία 44.993,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Τόπος Παράδοσης των προσφορών: Δήμος Αγίας 
Βαρβάρας. 

Γλώσσα Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς: Ελ¬ 
ληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά¬ 
στημα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, 
Τ.Κ. 12351, στις 13.9.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
π.μ., ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 
της αποσφράγισης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται μαζί 
με την προσφορά τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα 


με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και όπως καταγράφονται 
στην υπ’ αριθμ. 20740/2007 απόφαση Δημάρχου Αγίας 
Βαρβάρας. 

Αντίγραφα της ανωτέρω απόφασης και πληροφορίες 
για τον πρόχειρο διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 
8, τηλ· 210 54 02 330 και 210 5402.329. 

Αγία Βαρβάρα, 4 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 4094 

Ο Νομάρχης Λακωνίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ- 
ΔΟΡΕΙΘΡΟΥ - ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΤΣΑ, με προϋπολογισμό 50.000,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
41961,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απροβλέπτων 
και απολογιστικών). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας οδός 
των 118 αρ. 37 Τ.Κ. 23100 στη Σπάρτη, μέχρι τις 20 ΣΕ¬ 
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΟΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310/26287, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27310/25750, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μ. Βαχαβιώλου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ¬ 
ΟΥ 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και η οικονομική 
προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το 
σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 
4 παράγραφος 7 περ. α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας 
οδός Όθωνος Αμαλίας και Παλαιολόγου στη Σπάρτη. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τις τάξεις Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο, καθώς και επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στα Νομ/κά Μητρώα ανάλογης δυναμικότητας. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 839,22 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π. 2007. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομών και Παρα¬ 
γωγής της Ν.Α. Λακωνίας. 

Σπάρτη, 31 Αυγούστου 2007 

Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 40613 

Ο Δήμαρχος Περιστεριού προκηρύσσει επαναληπτι¬ 
κό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 
ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ν. 2307/1995/Α' 113, 
ν. 2539/Α' 244, ν. 2240/1994 (ΦΕΚ Α' 153) «Τροποποίηση 
νόμου 2218/1994», καθώς και του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 
113 «Τροποποίηση νομοθεσίας ΟΤΑ κ.λπ.» κατά το μέ¬ 
ρος που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ν. 
3463/2006/Α' Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή¬ 
των όπως ισχύει και των π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ Α' 119) και 
του π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ Α' 100) το οποία προσαρμόζουν 
το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της Ε.Ε 93/36 και 
97/52 αντίστοιχα και την υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική 
απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), για την ανακήρυξη μειοδοτών για 
την «Προμήθεια Χρωμάτων» για τις ανάγκες των παι¬ 
δικών χαρών της Δ/νσης Επιμέλειας Πρασίνου Κήπων 
του Δήμου για το έτος 2007. 

- Η Δημοπρασία θα γίνει στις 28/9 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. με τη λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων 
του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι ή 
προμηθευτές. 

- Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 
55.000 βυΐΌ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται στο 5% της επί της προϋπολογισθείσης από την 
Υπηρεσία δαπάνης. 

- Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 12/2007 βρί¬ 
σκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση Επιμέλειας 
Πρασίνου και Κήπων, Τμήμα Πρασίνου, Αγ. Βασιλείου 62, 
Τ.Κ. 12135 αρμόδια υπάλληλος η Αλειφέρη Σταυρούλα 
τηλ. 2105764016. 

Περιστέρι, 30 Αυγούστου 2007 

Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. 45/7336.08 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτ. 
Αττικής για την ίδρυση του κοινού Νεκροταφείου, προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (με¬ 
γαλύτερη ενιαία έκπτωση) προϋπολογισμού 42.016,80 € 


και αξία Φ.Π.Α. 19% 8.933,20 € για το έργο αποκομιδή 
μπαζών και απομάκρυνσή τους στη χωματερή ΑΝΩ ΛΙ¬ 
ΟΣΙΩΝ. 

Προϊσταμένη αρχή και δημοπρατούσα αρχή της προ¬ 
μήθειας και υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση είναι 
ο Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την 
ίδρυση κοινού Νεκροταφείου με έδρα το Σχιστό Αττικής 
(περιοχή Περάματος - Κερατσινίου). Η χρηματοδότηση 
της προμήθειας θα γίνει από τους ίδιους πόρους του 
Συνδέσμου. 

Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών είναι 
η αναφερόμενη του Συνδέσμου και προθεσμία υποβο¬ 
λής προσφορών η 12η μεσημβρινή την 13.9.2007 από 
όπου ξεκινάει και το άνοιγμα των προσφορών από την 
επιτροπή διαγωνισμού. Γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1 τάξεως και 
άνω για έργα οδοποιίας. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ποσοστού περίπου 
5% του προϋπολογισμού δηλαδή 2,100,00€. Απαγορεύε¬ 
ται η υποβολή προσφορών για μέρος της προμήθειας. 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να παραλάβουν 
αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης μέχρι πέντε εργά¬ 
σιμες ημέρες προ του χρόνου υποβολής προσφορών. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με χρήση της οι¬ 
κονομικής προσφοράς, όπως φαίνεται στο τεύχος του 
διαγωνισμού και κριτήριο θα είναι η μεγαλύτερη έκ¬ 
πτωση. 

Η περίληψη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και ο 
πλειοδότης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα δημοσίευσης. 

Κερατσίνι, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΛΑΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. 8432 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Αιτωλοακαρνανίας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» 
με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρ. 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 του ν. 3263/2004, του 
ν. 3431/2006 και του άρθρ. 7 του π.δ. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του π.δ. 218/1999 και το 
ν. 2940/2001 και συνολικού προϋπολογισμού 98.000.00 
ΕΥΡΩ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25.9.2007, ημέρα και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ραφεία της 
Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλννίας στο Μεσολόγγι, οδός Κύπρου, 
ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής και των Εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. Για την έγκυρη 
και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω, το φάκελο 
προσφοράς τους. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία, τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ν. 3481/2006 
άρθρο 4, παρ. 8.1 και ώρα 10.00 π.μ. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Ν.Α. ΑΙΤΩΛΟΑ¬ 
ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς. 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη για 
έργα Κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρ.16 
του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας) βάσει του ν. 2540/2001 και της υπ’ αριθμ. 
Δ17α102/59/Φ.Ν. 430/8.8.2002 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ξυλουργικά, καλύψεις 
και μεταλλουργικά. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, 
π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς του ν. 3263/2004 
και του ν. 3451/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.625,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή 2% του προϋπολογι¬ 
σμού (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται 
στον κύριο του έργου που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι η Δ.Ο.Υ. Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.2 άρθρ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΕΞΗΝΤΑ 
(60) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Δ.Τ.Υ. 
στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση της μελέτης. Τα 
τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους μέχρι και την Πέμπτη 20.9.2007, αρμόδιος ©α¬ 
νασούλης τηλ.: 2631-0-59286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 30 Αυγούστου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. 8378 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Προγραμματι¬ 
σμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
- ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Ε.Ο. ΞΗΡΟ- 
ΜΕΡΟΥ, ΚΟΥΒΑΡΑ - ΦΥΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΧΘΙΩΝ» με το σύ¬ 
στημα ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρ. 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984, του 
ν. 3263/2004, του ν. 3481/2006 και του άρθρ. 7 του π.δ. 
609/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του π.δ. 
218/1999 και το ν. 2940/2001, και συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού 350.000,00 € Ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25.9.2007, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι, 
οδός Κύπρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. Γ ια 
την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω, 
το φάκελο προσφοράς τους. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία, τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ν. 3411/2006 
άρθρο 4, παρ. 8.1 και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. Ν. 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α2 Τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και εφόσον ανήκουν στην 
Α1 Τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΑ. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για την κάλυψη των διάφορων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου, για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω 
Τάξη και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΑ εφόσον ανήκουν στην Α1 και Τάξη, με τις προϋποθέ¬ 
σεις της παρ. 3 του άρθρ. 2 του π.δ. 609/1985. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: διαπλατύνσεις, εκσκαφές, επιχώ- 
σεις. 

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: σωληνωτά τεχνικά, τοίχοι αντιστή¬ 

ριξης- 

• ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Κατασκευή υπάβαοης και βάσης οδο¬ 
στρώματος. 

• ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: ασφαλτική συγκολληπκή επάλειψη και 
προεπάλειψη, ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση, ασφαλ¬ 
τική στρώση κυκλοφορίας. 

• ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ: μεταλλικά στηθαία ασφα¬ 
λείας, κάθετη σήμανση. 

• ΗΛ/ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Αφορά στον κόμβο των Επ. Οδών 
Αστακού - Παλαίρου και Μύτικα - Κανδήλας. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, 
π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς του ν. 3263/2004 
και του ν. 3481/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 5.830,95 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋπολογι¬ 
σμού (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται 
στον κύριο του έργου που στη συγκεκριμένη περίπτω¬ 
ση είναι η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
- Δ.Ο.Υ. και έχουν χρόνο ισχύος ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ (210) 
ημέρες. Η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών απα¬ 
γορεύεται. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 άρθρ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ΕΚΑΤΟΝ 
ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημέρες. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Δ.Τ.Υ. 
στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση της μελέτης. Τα 
τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους μέχρι και την Πέμπτη 20.9.2007 αρμόδιος Θα- 
νασούλης τηλ. 2631-0-59286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 29 Αυγούστου 2007 

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 6353 

Ο Δήμαρχος Παραλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα 
Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής ανα- 
δόχου υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού 
Δικτύου Πρόσβασης του Δήμου Παραλίας» το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 105 του Μέ¬ 
τρου 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ασύρματου ευρυζω- 
νικού δικτύου το οποίο θα συνδέει κτίρια δημοσίου συμ¬ 
φέροντος στο Δήμο Παραλίας. Αντικείμενο του έργου 
είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση του απαραίτητου 
εξοπλισμού του δικτύου, καθώς και η συντήρησή του 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 56.108,50 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδο- 
τείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει¬ 
ακής Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς 
Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25.9.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα Γραφεία του Δήμου 
Παραλίας (Πατρών - Πύργου 60, Τ.Κ. 26333 Πάτρα Νομός 
Αχάΐας τηλ. 2610-520531), με κριτήριο ανάθεσης την πλέ¬ 
ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στο 
διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής. 

Ο Δήμος Παραλίας δικαιούται να προβεί σε ματαίωση 
ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, 
χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των 
συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του 
παρόντος διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της 
σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδει- 
χθεί ανάδοχος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την ανα¬ 
λυτική προκήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία 
του Δήμου Παραλίας (Πατρών - Πύργου 60 Πάτρα - Τ.Κ. 
26333 τηλ. 2610-520531). Δικαίωμα συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό έχουν μόνο οι παραλήπτες της συγκεκριμένης 
προκήρυξης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 20.9.2007 (και αν 
αυτή είναι αργία την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υπο¬ 
βολή σχετικής αίτησης στο Δήμο Παραλίας (αρμόδιος 


Αντώνιος Δαλαγιώργος τηλ. 2610-520531,2610-528531, 
2610-528585). 

Αρμόδιος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο 
Αντώνιος Δαλαγιώργος. 

Παραλία, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

Αριθμ. Τ.Υ.Δ.Κ. 55/2007 

Διακήρυξη διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡ¬ 
ΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
16 Μ3». 

Ο Δήμαρχος Κέας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, 
με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, 
για την προμήθεια του παραπάνω οχήματος. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρ¬ 
χεται ενδεικτικά σε 117.000,00 € συν 22.230,00 € για 
Φ.Π.Α. 19%. Συνολικά δηλαδή 139.230,00 € και καλύπτεται 
από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα: 

α) στην υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφαση (Ενιαίος Κανο¬ 
νισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών, 

β) στο ν. 2286/1.1.1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α'/1.2.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 

γ) στο ν. 3463/2007 Δημοτικός και Δημοτικός Κώδι¬ 
κας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κέας, 
τη Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 10.00 π.μ. ενώπι¬ 
ον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξεως των προ¬ 
σφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 
ή επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε πληρούν 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη της 
μελέτης. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται 
από τα γραφεία του Δήμου Κέας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ιουλίδα Κέας, 4 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΕΝΙΓΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αριθμ. 61106 

Ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ. 114/Α78.6.2006), της υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 από¬ 
φασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 185/Β723.3.1993) «Ε.Κ.ΠΟ. 
Τ.Α.» και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α71.2.1995), με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός (1) 
εκσκαφέα - φορτωτή ελαστικοφόρου, προϋπολογισμού 
83.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% και ανα¬ 
λυτικότερα: 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.588,23 € 

Φ.Π.Α. 19% 13.411,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 83.999,99 € 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτη¬ 
τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Αχαρνών 
(Φιλαδέλφειας 87 και Μπόσδα -136 71 Αχαρνές), ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Διενεργού- 
μενων Προμηθειών, την 25.9.2007, ημέρα Τρίτη και από 
ώρα 10:00 π.μ. -10:30 π.μ., που θα συσταθεί στο γραφείο 
της Προϊσταμένης Εξόδων (1ος όροφος Δημαρχιακού 
Μεγάρου). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιο- 
δήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
παραδίδονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυ¬ 
σικά και νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την κα¬ 
τασκευή, εμπορία και διάθεση εκσκαφέα - φορτωτή 
ελαστικοφόρου, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέ¬ 
λεσης, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια 
Επιτροπή του διαγωνισμού τα αναφερόμενα, στο άρθρο 
5 των όρων διακήρυξης, δικαιολογητικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, δηλαδή 83.999,99 χ 5% = 
4.200,00 €, με ανοικτή ημερομηνία προθεσμίας και επι¬ 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες του Δήμου ή χώρος που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες 
(08:00 π.μ. -14:00 μ.μ.) στο τηλ.: 210.24.15.469, αρμόδιος 
υπάλληλος Παναγιώτης Μπάσιος. 

Αχαρνές, 31 Αυγούστου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΕΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ 

Αριθμ. 6275 

Ο Δήμαρχος ΕΥΡΩΠΟΥ - Ν. ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτε¬ 
ρο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, για την 
παροχή της υπηρεσίας: «Ερευνα (ανεύρεση), καταγρα¬ 
φή, συλλογή, συντήρηση και έκθεση ευρημάτων αγρο¬ 
τικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» στα πλαίσια της 
επένδυσης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ», με τους ακόλου¬ 
θους όρους: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 
Σεπτεμβρίου 2007, στο δημοτικό κατάστημα Ευρωπού, 
με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών την 11:00 π.μ. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει: 

- την έρευνα που αφορά την ανεύρεση και συγκέντρω¬ 
ση λαογραφικού υλικού (δωρεά ή απόκτηση), καταγραφή 


μαρτυριών των κατοίκων υπό μορφή συνεντεύξεων και 
φωτογραφικού υλικού 

- μελέτη που περιλαμβάνει την επιλογή και κατάταξη 
του υλικού σε ενότητες 

- το σχεδίασμά, παρουσίαση και έκθεση του αξιολογη¬ 
μένου υλικού υπό μορφή εκθεσιακού προγράμματος, στο 
υπό ίδρυση «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ» 

- τη διαμόρφωση της έκθεσης στο χώρο του Μου¬ 
σείου. 

Το υποέργο προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 60.336,13 
ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 19%, δηλαδή σύνολο 71.800,00 
ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προ¬ 
σανατολισμού (ΕΓΤΠΕ - Π) κατά 75% και από εθνικούς 
πόρους κατά 25%. 

Η υπηρεσία θα παραδοθεί από τον ανάδοχο εντός 
τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού. 

Η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των 
1.436,00 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης στα γραφεία του δήμου Ευρωπού, τηλ. 
2343350615 και 2343350614, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ευρωπός, 5 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 

Αριθμ. 4503 

Ο Δήμος Ρούβα Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Πρό¬ 
χειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφε- 
ρότερη προσφορά σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για την 
Προμήθεια και Εγκατάσταση και επέκταση πληροφορι¬ 
ακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών 
Δήμου Ρούβα ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια Εξοπλισμού και 
Εφαρμογών Συστημάτων για την παροχή Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών προς τους Πολίτες του Δήμου ΡΟΥΒΑ. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και προέρχεται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% 
από Εθνικούς Πόρους. 

Διατιθέμενη πίστωση 2007 3.500,00 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25.9.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου ΡΟΥΒΑ από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των € 147,05, 
με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύ¬ 
νεται προς το Δήμο ΡΟΥΒΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. ή το Δήμο 
ΡΟΥΒΑ. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2000- 
2006. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δ.Ε. 

Γέργερη, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 

Αριθμ. 4504 

Ο Δήμαρχος ΡΟΥΒΑ Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του πδ. 28/1980 για την Προμήθεια και εγκατάσταση 
δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση πληροφοριακού 
συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών Δή¬ 
μου ΡΟΥΒΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δικτυακή Πύλη - Εφαρμογές 
παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής κυβέρνη¬ 
σης» Δήμου ΡΟΥΒΑ με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 28/1980 και του Δ.Κ.Κ. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των 10.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και ανέρχεται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακή ς Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 
20% από Εθνικούς Πόρους. 

Διατιθέμενη πίστωση 2007 10.500,00 ΕΥΡΩ. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. λήξη κατάθεσης προσφορών 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 441,17 €, 
με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύ¬ 
νεται προς το Δήμο ΡΟΥΒΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. ή το Δήμο 
ΡΟΥΒΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2000- 
2006. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δ.Ε. 

Γ έργερη, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 

Αριθμ. 4505 

1. Ο Δήμαρχος Ρούβα Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕ¬ 
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Δ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΥΒΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 
591.400,00 €, (Δημοπρατούμενο ποσό 496.974,79 €). Το 


έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
366.668,73 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ κσι απρόβλε¬ 
πτα), β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 58.444,19 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κα¬ 
τηγορία Ε.Ε.Α, με προϋπολογισμό 48.248,03 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον Ο.Α.Ν.Α.Κ., οδός 
Μάχης Κρήτης 3 Ηράκλειο, και για περισσότερες πληρο¬ 
φορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του 
Ο.Α.Ν.Α.Κ. ή στο Δήμο Ρούβα. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. Πληροφορίες στο τηλέ¬ 
φωνο 2894041213, τηλεομοιότυπο: 2894041010, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Νεκτάριος Δαριβιανάκης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. λήξη κατάθεσης προσφορών, 
και το σύστημα προσφοράς: επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά 
κατηγορία εργασιών, στις τιμές του τιμολογίου της 
μελέτης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το 
ν. 3263/2004. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις: 

Α. Για έργα Υδραυλικά 

Α1. κάτοχοι πτυχίου 1ης, 2ης τάξεως 

Α2. κάτοχοι πτυχίου 3ης τάξης για υδραυλικά εφόσον 
έχουν έδρα του ή επιλεγμένο Νομό το Ν. Ηρακλείου και 
ταυτόχρονα 

Β. Για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

Β1. κάτοχοι πτυχίου Α1, Α2, 1ης τάξεως και ταυτό¬ 
χρονα 

Γ. Για έργα Ε.Ε.Α. 

Γ1. κάτοχοι πτυχίου Α1, Α2,1ης τάξεως. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή θα πρέπει να ικανοποιούν ταυτόχρονα 
τις ελάχιστες απαιτήσεις των συγκεκριμένων τάξεων 
πτυχίων σε έργα υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά και 
ΕΕΑ, διαφορετικά θα πρέπει να είναι σε υποχρεωτική 
κοινοπραξία με άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις προ- 
κειμένου να ικανοποιείται η απαίτηση αυτή. 

Δ. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.468,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 210 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 
2000-2006. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δ.Ε. 

Γ έργερη, 3 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΟΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 
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